L. W. 1046905۰ 


We Lwowie, dnia 7. listopada 5۰ 


Ale 520 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o uzupełnieniu regulacyi rzek 
kanałowych. 


Wysoki Sejmie! 


- Już w sprawozdaniu z dnia 27. grudnia 1902 1. 92.425 o budowlach wodnych 
1 melioracyach (aleg. 238. stenogr. sprawozdań sejmowych) wykazał Wydział 
krajowy, że przewidziany w ustawie z dnia 18. września ıgoı Dz. u. kraj. Nr. 
„03 program robót przy regulacyi rzek kanałowych jest niedostateczny i musi 
być rozszerzony na przestrzenie górskie i zabudowanie źródłowisk, gdyż w razie 
przeciwnym fundusze wydane na roboty regulacyjne w środkowym i dolnym 
iegu tych rzek będą w znacznej części zmarnowane. 

Wedle programu ułożonego dnia 24. listopada 1902 przez szefa departa- 
mentu wodnego c. k. Namiestnictwa i dyrektora kraj. biura melioracyjnego 
(aleg. 3 sprawozdania Wydziału kraj. o budowlach wodnych i melioracyach 
2 ۲۰ 1902), który to program został zaaprobowany przez Wydział krajowy i c. k, 
Namiestnictwo, koszta regulacyi górnych przestrzeni rzek kanałowych i ich 
dopływów obliczone zostały na s 3 7 3 4 12,542.000 K. 
FOS zta zaś regulacyi i zabudowań potoków górskich,w dorzeczu 
dróg wodnych na k à á « 15,596.000 K. 

razem . 28,138.000 K. 


W tym celu przedłożył był Wydział krajowy przy sprawozdaniu ż dnia 
5: Września 1903 |. 79.821 o regulacyi rzek kanałowych (aleg. 239 stenogr. spra- 
wozdań sejmowych) nowelę do galicyjskiej ustawy regulacyjnej, która na wzór 
czeskiej ustawy ramowej miała zapewnić wykonanie niezbędnego uzupełnieni ۰ 
regulacyi przy 60%, zasiłku z państwowego funduszu kanałowego. Przedłożenie 
to jednak nie zostało załatwione przez sejmową komisyę wodną. gdyż w mię- 
Czyczasie nadszedł reskrypt c. k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z d. 5. pa- 
ździernika 1903 l. 40.561 (aleg. 3. zeszłorocznego Sprawozdania Wydziału kraj. 
o regulacyi rzek kanałowych), który wprawdzie uznawał potrzebę rozszerzenia 
“*cyl regulacyjnej, finansowe poparcie jednak tej akcyi z funduszu kanałowego 
uczynił zależnem: i 1 ` 
d 1) od ukończenia rokowań z innymi krajami interesowanymi i wysokości 
Jspozycyjnej reszty kredytu 75-milionowego, jaka pozostanie po zaspokojeniu 
potrzeb innych krajów; 
ni 2) od wydania opinii c. k. Dyrekcyi budowy dróg wodnych co do znacze- 
a tych robót dla kanału spławnego. 


Alegat ۰ 


Alegat 2. 


Jak w sprawozdaniu z dnia 25. sierpnia 1905 1. 79.311 o regulacyi rzek 
kanałowych zaznaczyliśmy, pierwszemu warunkowi stało się już zadość i pozo- 
stała do dyspozycyi c. k. Rządu z kredytu 75-milionowego reszta w kwocie 
4,957.480 K.; natomiast mimo upływu 2 lat nie zbadała jeszcze c. k. Dyrekcya 
budowy dróg wodnych potrzeby uzupełnienia regulacyi rzek kanałowych z wy- 
jątkiem 2 rzek, które przekraczać będzie kanał Odra- Wisła między Dziedzicami 
i Krakowem, t. j. Soły i Skawy. 

Odnośne oświadczenie co do Soły i Skawy złożyła już Dyrekcya budowy 
dróg wodnych na posiedzeniu galic, komisyi regulacyjnej dnia 11. czerwca 1904. 

Dopiero 7. października 1905 otrzymał Wydział krajowy załączony ۱ re- 
skrypt z dnia 23. września 1905 l. 30.646 przy odezwie c. k. Prezydyum Na- 
miestnictwa z dnia 5. października 1905 1. 12.364/pr, w którym c.k. Ministerstwo 
spraw wewnętrznych w porozumieniu z innemi interesowanemi Ministerstwami 
zgadza się na przeprowadzenie zabudowań potoków górskich w dorzeczu Soły 
i Skawy kosztem 1,886.000 K. przy 60°/, udziale 'państwowego funduszu kana- 
łowego w kwocie 1,131.600 K. a 40°, udzłale kraju w kwocie 754.400 K., poleca 
przeprowadzić rokowania z Wydziałem krajowym co do sformułowania projektu 
ustawy mającego- się przedłożyć Wys. Sejmowi na najbliższej sesyi i żąda. wy- 
konania tych -robōt. nawet w krótszym okresić, aniżeli Wydział krajowy proje- 
ktował, bo od r. 1906 do 1912, a'to tak w interesie dróg wodnych, jak i regu- 
lacyi Soły i Skawy. 

Co się tyczy wydania ustawy ramowej projektowanej przez Wydział kra- 
jowy, a zapewniającej regulacyę górnych przestrzeni i zabudowanie źródło wisk 
reszty rzek kanałowych, zastrzegło sobie wymięnione Ministerstwo dalszą decyzye. 

Odezwą z dnia 9. października 1905 K 94,287, przesłał Wydział krajowy 
projekt ustawy o zabudowaniu potoków górskich w dorzeczu Soły i Skawy c.k. 
Prezydyum Namiestnictwa, oświadczył jednak, że gdy preliminarz krajowy na 
r. 1906 został już ułożony i rozesłany Członkom Wys. Sejmu, nie uważa za 
wśkazane występować przed Wys. Sejmem z wnioskiem na uchwalenie dodatko- 
wego kredytu na pokrycie I: raty .datku, krajowego w r. 1906, lecz przedłoży 
Wys. Sejmowi wniosek na wypłatę datku :krajowego w 6 równych ratach ro- 
cznych od 1907 do 1912 w kwotach okrągłych .po 125.733 K. 

Odezwą z dnia 6. listopadą rgo5 1. 14.133/pr zakomunikowało nam c. k. 
Prezydyum Namiestnictwa reskrypt c. k. Ministerstwa spraw. wewnętrznych 
z dnią 3. listopada, 1905 1. 48.322, w którym to Ministerstwo zgadza się na pro- 
ponowany sposób uiszczenia. datku krajowego, przesyła jednak własny „projekt 
ustawy, który tylko co do formy różni się od projektu Wydziału krajowego, bo 
zamieszcza fe same postanowienia, a stanowić ma nowelę do ustawy regulacyjnej. 

Jakkolwiek stylizacya tego wen projektu: ustawy jest dość ciężką 
i zawiłą, zwłaszcza w tytule i'$. ı, Wydział krajowy przedkłada Wys Sejmowi 
ten projekt. w dosłownem * aan. aby przez ewentualną zmianę nie narazić 
tej doniosłej dla Kraju sprawy na dalszą zwłokę. 

Wydział krajowy wnosi: 


Wysoki. Sejm: raczy uchwalić: 


‚I) Sejm uchwala załączony `). projekt noweli do ustawy kraj. o regulacyi 
rzek kanałowych. 

II) Sejm upoważnia „Wydział krajowy do wstawienia 400p datku kraju na 
zabudowania potoków górskich w dorzeczu Soły i Skawy w kwocie 754.400 K, 
do, preliminarzy krajowych w latach 1907 do 1012. 


å Baty Wydziału krajowego Krolestwa Calici i Lodomeryi z Wialiem Kięstwom Krakowskim, 


Marszałek krajowy: 
S. Badeni w. r. 
۰ Sprawozdawca: 
Dr. Pilat w. ۰ 


Członek Wydziału krajowego. 


Alegat 1. do sprawózdania Wydziału kraj. 1° 1064-690/65 


cg ORS 


Odpis 


reskryptu e, k. Ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 23. wrze= 
śnia 1905, L, 30646 do Pana c. k. Namiestnika we Lwowie. 


In Erledigung des Berichtes vom 18. Februar 190, ZI. 17797/pr, betreffend 
die Fortsetzung der Flussregulierungsaktion in Galizien, beehre ich mich Euer 
Exzellenz Nachstehendes zu eröffnen: 

Durch die in der I. Sitzung der Kommission für Flussregulierungen in Galizien 
vom Vertreter des k. k. Handelsministeriums abgegebene Erklärung ist sichergestellt, 
dass die Gebirgsbäche im Flussgebiete der Sola und Skawa die im 8.20, Abs ۳ 
des Gesetzes vom 11. Juni 1901 R. G. Bl. Nr. 65° vorgesehene besoudere Bedeutung 
für den Sehiffahrtskanal M. Ostrau-Krakau besitzen. 

Das Ministerium des Innern im Einverneh nen mit den übrigen beteiligten 
Ministerien erklärt daher sein Einverständnis, dass die Verbauung der bezeichneten 
Wildbäche auf gemeinsame Kosten des Staates und des Landes durehgeführt werde 
und ist bereit, aus dem Spezialkredite des $. 8, Abs. 3. des bezogenen Gesetzes 
sechzig (60) Perzent der veranschlagten Kosten per . . . 1,886 000 K d. i. 1,131.600 
K unter der Bedingung zur Verfiigung zu stellen, dass die restlichen vierzig (40) 
Perzent d. i. 754.400 K vom Lande Galizien getragen werden. 

Ich ermachtige Eure Exzellenz mit dem Landesausschusse des Königreiches 
Galizien, welcher sich mit der Vornahme dieser Rexulierongen und der angegebenen 
Kostenverteilung bereits einverstanden erklärt hat, wegen Formulierung einer bezüg- 
lichen in der nächsten Session des Landtages einzubringenden Gesetzesvorlage in 
Verhandlung zu treten. 

Da es sich nicht nur im Interesse der Wasserstrassen, sondern insbesondere 
uuch im Interesse der Regulierung der Skawa und Soła empfiehlt, die erwähnten 
Wildbachverbauungen in verhältnissmässig kürzerer Zeit zum Abseblusse zu bringen, 
wird die Einstellung des ganzen Krfordernisses der Verbauungsarbeiten für die Zeit- 
periode 1906 bis 1912 in Aussicht genommen, während auf diese Arbeiten im Ubri- 
gen die Bestimmungen des Gesetzes vom 18. Septeinber 1901, L. G. Bl. Nr. 103 
Anwendung zu finden hätten. i 

Den in dieser Angelegenheit von der Statthalterei in Lemberg erstatteten Bericht 
vom 5. Februar 19 5 Zł. 51052 hat das k. k. Ackerbauministerium anher mit dem 
Beifügen übermittelt, dass es bereit wäre, für die Projektierung uud Durchführung 
der ‚erwähnten Verbauungen die Organe der k. k. forsttechnischen Abteilung für 
Wildbaehverbauungen gegen Ersatz des hieraus erwachsenden Kostenaufwandes aus 
“em zu schaffenden Baufonde zur Verfügung zu stellen. 

Die Beilagen des bezogenen Statthaltereiberichtes folgen im Anschlusse zurück. 

. Hinsichtlich der Fortsetzung der Skawaregulierung von Sucha aufwärts ver- 
weise ich auf den h. o. Erlass vom 15. Juli 1905 ZI. 47274 ex 1904. 


Uber den Antrag des Landesausschusses, die Regulierung der Oberläufe der 
Kanalflüsse und die damit im Zusammeuhange stehenden Wildbachverbauungen durch 
ein Rahmengesetz sicherzustellen, behält sich das Ministerium des Innern die wei- 
ere Entschliessung im Einvernehmen mit den übrigen beteiligten Ministerien vor. 


Ich ersuche Eure Exzellenz den mit dem Landesausschusse vereinbarten Ge- 
setzentwurf in Betreff der Verbauungen im Sola- und Skawagebiete dem Ministerium 
des Innern zur Genehmigung vorzulegen. 


Byland m. p. 


Alegat 2. do sprawozdania Wydziału kraj. LW. 104690/05 


Ustąwa 


z dnia .. : . „ zmieniająca ustawę z dnia 18. września 1901 Dz. 

u. kr. Nr. 103 o regulacyi rzek wykonać się mającej w myśl §. 

9. ustępu 1. ustawy z dnia 11. czerwca 1901 Dz. p. p. Nr. 66 

w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakow- 

skiem przez włączenie zabudowań potoków górskich w dorzeczu 
Soły i Skawy. 


Za zgodą Sejmu Mojego Królestwa Galicyi i Łodomecyi z Wielkiem Księ- 
stwem Krakau skiem rozporządzam, co następuje : 


SWE 


Zabudowanie potoków górskich w dorzeczu Soły i uzupeł- 
nienie zabudowania potoków górskich w dorzeczu Skawy, które 
to potoki górskie po myśli ustawy z dnia 11. ezerwea 1901. 
Dz. p. p. Ni. 66 o budowie dróg wednych i wykonaniu regu- 
lacyi rzek ($ 5. ust. 1) mają szczególne znaczenie dla dróg 
wodnych mających się zbudować wedle $. 1. bt. d) tej ustawy 
w Królestwie Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Kri- 
kowskiem, ma być wykonane na wspólny koszt państwa i kraju 
przy odpowiedniem zastosowaniu ustawy 4 dnia 15 września 
1901 Dz u. kraj Nr. 103, tudzież odnośnych ogólnych rozpo- 
rządzeń wykonawczych. f 

Przy tych zabudowaniach potoków górskich mają być 
jednak zastosowane następujące odmienne postanowienia : 


. 2. 


Postanowienie $. 14. ustawy z dnia 18. września 1901 
Dz. u. kraj. Nr. 108 zostaje uchylone, o ile ono dotyczy zabu- 
dowań źródłowisk i bocznych potoków rzeki Skawy. 


$. 3. 


Zabudowania wymienione w $. 1. mają być w całości wy- 
konane do końca r. 1912. 


SAE 


Do pokrycia kosztów tych zabudowań mają się przyczynić: 


a) skarb państwa z kredytu przeznaczonego na regulacye 
rzek w myśl ustępu trzeciego $. 8. ustawy z dnia 11. czerwca 
1901 Dz. p. p. Nr. 66 datkiem 60, ; 


b) fundusz krajowy datkiem ۰ 


W tym celu zostają podwyższone datki do funduszu bu- 
dowy utworzonego w myśl $. 4. ustawy z dnia 18. września 
1901 Dz. u. kraj. Nr. 103 o 1,866.000 K, a mianowicie: 


a) ze strony państwa z 19,398,600 K o 1,181 600 K na 
20,530.200 K i 


b) ze strony kraju z 6,962.400 koron o 754.400 koron na 
7,716.800 K 


$.5 


Bliższe postanowienia co do opracowania projektów, wy- 
konania przedsiębiorstwa, kierownictwa budowy i ewentual- 
nego, bezpośredniego współdziałania technicznych organów 
kraju określi sneeyalne ruzperzadzenie wykonaweze, które 
wyda Administracya państwa w porozumieniu z Wydziałem 
krajowym. 


54%. 


Wykonanie tej ustawy poruczam Moim Ministrom spraw 
wewuętrznych, skarbu, handlu i rolnictwa. 


4 Drukarai Ludowej we Lwowie, 


Ls. 3.871 1905. We Lwowie, dnia 4. listopada 1905 


Aleg 520 


Wniosek 


mniejszości Komisyi budżetowej co do artykułu III. projektu ustawy 


o zarządzeniach z powodu zgaśnięcia prawa propinacyi. 


Mniejszość Komisyi budżetowej wnosi: 
Wysoki Sejm raczy artykuł III. powyższej ustawy uchwalić w następu- 
jącem brzmieniu: 


Art. IIL 


Z dochodu uzyskanego z opłat pobieranych na mocy niniejszej ustawy 
(art. 1. i II.) przekazywać się będzie począwszy od roku 1911 tym miastom, 
którym przysługuje na ich obszarze z mocy ustawy z dnia 22. kwietnia 1889 
dz. u. kr. Nr. 30 ($ 42) wyłączne prawo propinacyi do końca roku 1910, 
kwotę 2:5 milionów koron rocznie. Rozdział tej kwoty ma nastąpić według 
klucza ustalonego osobną ustawą krajową. 


Zastępca przewodnicz ącego Komisyi: 


K. Badeni. 


Fruchtmann „Jabłoński, Małachowski, Głąbiński. 
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